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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 443 

16 Ιουνίου 2006 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 

(ΐ) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 

Αριθμ. 4211 

Η Δήμαρχος ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ διακηρύσσει τη με ανοικτή 
δημοπρασία και με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης 
(άρθρο 4 παράγραφος 4.β του ν. 1418/1984 και άρθρο 
7 του π.δ. 609/1985) εκλογή αναδόχου, σύμφωνα με το 
ν. 1418/1984, τα εκτελεστικά του διατάγματα και το 
ν. 3263/2004 όπως αυτά ισχύουν σήμερα, γιο την κατα¬ 
σκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ» προϋπολογισμού δημοπράτησης 85.680,00 
ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α, (προϋπολογισμός για 
καθορισμό πτυχίων 71.919,37 €, για αναθεώρηση 80,63 €, 
για Φ.Π.Α. 13680,00 €). 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου 
την Δευτέρα 10.7.2006 με ώρα λήξης επίδοσης προ¬ 
σφορών 10:00 π.μ. από την επιτροπή του διαγωνισμού. 
Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο η δημοπρασία δε 
διεξαχθεί την ημέρα αυτή, τότε θα διεξαχθεί την Πέμπτη 
13.7.2006 με ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 10:00 π,μ. 
στα γραφεία του Δήμου. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α) Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο Μ.Ε.ΕΠ. του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Α1 τάξη και άνω με την ισχύ των κατώτατων 
ορίων για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ. 

β) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικοί Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 
της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με αυτή του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 


ρία), υπό τον όρο ότι κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών εργασιών του έργου 
και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 
10% του προϋπολογισμού του έργου, (χωρίς αναθεώ¬ 
ρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, 
αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κα¬ 
τηγορίας. 

4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α1 του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του 
άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο- 
νομένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι απο¬ 
κλειστικά η χαμηλότερη τιμή. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατα¬ 
τεθούν από κάθε διαγωνιζόμενο εγγυητικές επιστολές 
συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του 
προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 1440,00 ευρώ, που θα απευθύ¬ 
νονται στην Αναθέτουσα Αρχή και θα παρέχονται όπως 
ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του π.δ. 608/1985. 
Εφόσον ο προσφέρων / διαγωνιζόμενος είναι κοινοπρα¬ 
ξία εργοληπτικών επιχειρήσεων, οι εγγυήσεις θα είναι 
κοινές υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας. Οι εγ¬ 
γυητικές επιστολές, θα είναι χωρίς χρονικό περιορισμό 
ισχύος ή θα ισχύουν το λιγότερο για διάστημα ενενήντα 
(90) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία δημο¬ 
πράτησης. (Αρθρο 23 π.δ. 609/1985 όπως ισχύει). 

Εργοδότης - Κύριος του Έργου - Αναθέτουσα Αρχή 
- Φορέας Κατασκευής του Έργου - Προϊσταμένη Αρχή 
είναι ο Δήμος ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ με έδρα ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ στην 
οδό Αθ. Διάκου αρ. 17α, κωδ. 41500 τηλ. 2410-591510 και 
2410-593087 ΐαχ 2410-591511 ο-πιαίΙ: άίπις|ί3ηο@οΙθηθ1.9Γ 
όπου οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλο¬ 
γραφία τους και θα καταθέσουν τα ένδικα μέσα που 
ενδεχομένως ασκήσουν κατά το στάδιο της δημοπρά¬ 
τησης. 

Το ποσοστό της έκπτωσης πέραν του οποίου 
ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει 
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συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 
με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004 
έχει καθορισθεί με την υπ’ αριθμ. Δ17α/03/101/ 
ΦΝ.437/18.10.2004/απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. για τις 
κατηγορίες οδοποιίας, υδραυλικών, λιμενικών και 
πρασίνου σε 12% και με την υπ’ αριθμ. Δ17α/07/114/ 
ΦΝ437/7.2.2005/απόοφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για την 
κατηγορία οικοδομικών σε 12%, ενώ για την κατηγορία 
ηλεκτρομηχανολογικών που δεν περιλαμβάνονται στις 
παραπάνω αποφάσεις καθορίζεται σε 12%. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του προ¬ 
γράμματος ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΑΤΑ 2006, με συνολική εγκεκριμέ¬ 
νη πίστωση ένταξης ποσού 46.000,00 ευρώ και υπόκειται 
στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 
περιλαμβανομένης και της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 
παρ. 34-37 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α' 137/24.8.1993). 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται 
σε Εννενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης, όταν διευθύνουσα Υπηρεσία 
του έργου δεν είναι η Τ.Υ.Δ.Κ. άρθρα 3 και 20 του π.δ. 
171/1987). Στην περίπτωση που διευθύνουσα υπηρεσία 
είναι η Τ.Υ.Δ.Κ., αντίγραφο της σύμβασης κοινοποιείται 
υποχρεωτικά σ’ αυτή μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες 
από την υπογραφή της, οπότε οι συμβατικές προθεσμίες 
εκτέλεσης αρχίζουν από την ημέρα πρωτοκόλλησης 
της σύμβασης στο σχετικό βιβλίο της Περιφέρειας. Αν 
η πρωτοκόλληση δεν γίνει μέσα στην προθεσμία των 
(15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, τότε οι 
συμβατικές προθεσμίες αρχίζουν με την εκπνοή της 
δεκαπενθήμερης προθεσμίας (παραγρ. 2 του άρθρου 
7 του π.δ. 171/1987). 

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης 
διατίθενται δύο εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα υπο¬ 
βολής προσφορών (χωρίς να προσμετράτε η ημέρα του 
διαγωνισμοί) δηλαδή έως και την Τετάρτη 5.7.2006 από 
τα γραφεία του Δήμου, με την καταβολή δέκα (20) ευρώ 
από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση 
και των υπόλοιπων στοιχείων (μελετών, ερευνών κ,λπ.) 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυ¬ 
δρομικούς τα στοιχεία της δημοπρασίας, εφόσον προη¬ 
γουμένως έχουν εμβάσει στο Δήμο, πέραν της δαπάνης 
της προηγούμενης παραγράφου και τη δαπάνη για την 
ταχυδρομική αποστολή στον ενδιαφερόμενο. Ο Δήμος 
αποστέλλει τα τεύχη δημοπράτησης μέσω των Ελληνι¬ 
κών Ταχυδρομείων με την ταχύτερη δυνατή Υπηρεσία 
αποστολής που διαθέτουν. Στην περίπτωση που οι εν¬ 
διαφερόμενοι επιλέξουν ιδιωτικές εταιρείες μεταφοράς 
αλληλογραφίας - δεμάτων κ.λπ. ο Δήμος παραδίδει στις 
εταιρείες αυτές τα τεύχη δημοπράτησης. Και στις δύο 
περιπτώσεις ο Δήμος δε φέρει καμία ευθύνη για την 
έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 

Η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυ¬ 
ρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, χωρίς να 
αποκλείεται η μερική επανάληψη της διαδικασίας του 
διαγωνισμού από οποιοδήποτε σημείο σε περίπτωση 
λάθους ή παράλειψης σύμφωνα με το άρθρο 2 του 
ν. 3263/2004. 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό (υποβολή προσφοράς) 
αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλή¬ 
ρη γνώση της διακήρυξης αυτής και των λοιπών τευχών 


δημοπράτησης της νομοθεσίας «Περί Εκτελέσεως Δη¬ 
μοσίων Έργων» όπως αυτή ισχύει σήμερα και γνωρίζει 
πλήρως τις τοπικές συνθήκες του έργου. 

Η προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγωνι¬ 
σμό, για εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία λήξης 
υποβολής των προσφορών. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης της διακήρυξης αυτής βα¬ 
ρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο 
λογαριασμό πληρωμής του έργου. 

Γιάννουλη, 14 Ιουνίου 2006 

Η Δήμαρχος 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΡΑΠΚΟΥΛΕ 

-♦- 

( 2 ) 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ 

Αριθμ. 4168 

Ο Δήμαρχος Οινοφύτων, προκηρύσσει ανοικτό δημό¬ 
σιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 
για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση 
ΧΑΔΑ Δήμου Οινοφύτων» προϋπολογισμού δαπάνης 
1.640.819,07 Ευρώ με ΦΠΑ με χρηματοδότηση από πι¬ 
στώσεις του ΕΠΠΕΡ, Κωδ. ΣΑΕ 075/3. 

Το συγκεκριμένο έργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% 
από το Διαρθρωτικό Ταμείο Ε.Τ.Π.Α. και κατά 25% από 
Εθνικούς Πόρους. 

Η επιλογή αναδόχου θα γίνει με την ανοικτή δημο¬ 
πρασία της παρ. 2α του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 όπως 
ισχύει και με τους όρους του ν. 3263/2004. Η οικονομική 
προσφορά των διαγωνιζόμενων θα υποβληθεί με το 
σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης 
του άρθρου 4 παρ. 4β του ν. 1418/1984 και του άρθρου 
7 του π.δ. 609/1985. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμ¬ 
βασης είναι η χαμηλότερη τιμή όπως ειδικότερα ορίζε¬ 
ται στον ν. 3263/2004. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να 
υποβάλλει μόνο μια οικονομική προσφορά. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 3η Ιουλίου 2006 ημέρα 
Δευτέρα με ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών την 
10.00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου Οινοφύτων ενώπιον 
της αρμόδιας Επιτροπής. Αν για οποιοδήποτε σοβαρό 
λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία τότε θα διενεργηθεί 
την 10η Ιουλίου ημέρα Δευτέρα και με ώρα λήξης επί¬ 
δοσης των προσφορών την 10.00 π.μ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές μεμονωμένες εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ εφόσον 
ανήκουν 1) στην 2η, 3η και 4η (εντός Νομού ή Νομού 
επιλογής) τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, 2) 
στην Α2, 1η και 2η (εντός Νομού ή Νομού επιλογής) 
τάξη για έργα κατηγορίας ΣΤΕΡΕΩΝ - ΥΓΡΩΝ - ΑΕΡΙ¬ 
ΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, 3) στην Α1, Α2 και 1η τάξη για έργα 
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της ΕυρωπάίκήςΈνω- 
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από 
κράτη μέλη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
δημόσιες συμβάσεις (ΣΑΣ) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμέ¬ 
νες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 
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γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη, 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β, γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό 
μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 του 
π.δ. 609/1985. (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) υπό τον 
όρο ότι κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επι¬ 
χείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.) εφόσον δεν καλείται στην δημοπρασία αθροί¬ 
ζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγο¬ 
ρίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στην τάξη Α1 του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας 
Στερεών Υγρών Αποβλήτων, με τις προϋποθέσεις της 
παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει 
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος 
-Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις 
για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δια¬ 
γωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύ¬ 
ουν οι παρακάτω διατάξεις: 

Α) Ο ν. 1418/1984 «ΔημόσιαΈργα και ρυθμίσεις συνα¬ 
φών θεμάτων» (ΦΕΚ 23 Α/1984) όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε ιδίως με τους νόμους, ν. 2052/1992 
άρθρα 6 και 20 (ΦΕΚ Α'94/5.6.1992), ν. 2229/1994 άρθρα 1 
έως 4 (ΦΕΚ 138 Α/13.8.1994), ν. 2338/1995 άρθρο 13 ΦΕΚ Α' 
202/14.9.1995) ν. 2372/1996 άρθρο 4 (ΦΕΚ Α' 29/28.2.1996), 
ν. 2940/2001 (ΦΕΚ Α' 180/6.8.2001), ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 
308 Α/31.12.2003), ν. 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α/28.9.2004), 
ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α/22.2.2005). 

Β) Οι διατάξεις περί ονομαστικοποίηοης των μετο¬ 
χών των εργοληπτικών επιχειρήσεων με μορφή ΑΈ. και 
του ελέγχου της τυχόν ύπαρξης ασυμβιβάστων ιδιοτή¬ 
των από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κ.λπ. 
(π.δ. 82/1996 και ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α 30/14.2.2005), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά το ν. 3414/2005 
(ΦΕΚ Α' 279) κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 
24014/25.11.2005 ΦΕΚ Β' 1637) και υπουργική απόφαση 
υπ’ αριθμ. 1108437/2565/ ΔΟΣ/05 (ΦΕΚ Β' 1590). 

Γ) Οι διατάξεις του ν. 1642/1986 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α' 
25/1986 και το άρθρο 27 του ν. 2166/1993 για κράτηση 6%ο 
στο ΤΣΜΕΔΕ (ΦΕΚ Α' 137/24.8.1993, ν. 2362/1995 - Δημόσιο 
Λογιστικό (ΦΕΚ 247 Α'/1995). Το άρθρο 8 του ν. 2741/1999 
(προσυμβατικός έλεγχος (ΦΕΚ 199 Α'/28.9.1999), όπως τρο¬ 
ποποιήθηκε και ισχύει μετά τους ν. 3060/2002 (ΦΕΚ 242 
Α/11.10.2002) 3090/2002 (ΦΕΚ 329Α/24.12.2002), 3310/2005 
(ΦΕΚ Α 30/14.2.2005) και 3414/2005 (ΦΕΚ Α' 279). 

Δ) Τα π.δ. 609/1985 (ΦΕΚ 223 Α 785) - Κατασκευή 


Δημοσίων Έργων όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώ¬ 
θηκε ιδίως με τα π.δ. 286/1994 (ΦΕΚ Α' 148/1994) π.δ. 
368/1994 άρθρα 5, 6, 7, 8, 9 και 11 (ΦΕΚ Α' 201/1994), π.δ. 
210/1997 ΦΕΚ Α166/1997), π.δ. 285/1997 (ΦΕΚ Α' 207/1997), 
π.δ. 218/1999 (ΦΕΚ 187Α/16.9.1999). 

Ε) Η εγκύκλιος 36 (Αριθμ. Δ/79/08/158/ΦΝ437/19.10.2005) 
του ΥΠΕΧΩΔΕ για την διαχείριση των «επί έλασσον» 
δαπανών στις συμβάσεις δημοσίων έργων. 

ΣΤ) Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδο- 
θείσες αποφάσεις, καθώς και οι λοιπές διατάξεις που 
αναφέρονται ρητό ή απορρέουν από τα οριζόμενα 
στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και 
γενικότερα κάθε διάταξη (νόμος, διάταγμα, απόφαση, 
ερμηνευτική εγκύκλιος κ.λπ.) που διέπει την εκτέλεση 
του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
27.576,79 Ευρώ. Γ ια την υπογραφή της σύμβασης απαι¬ 
τείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά την 
παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004, που ανέρχεται 
σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού του έργου, 
χωρίς τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. ήτοι 
ποσού 68.941,98 Ευρώ. 

Σε περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης που πρό¬ 
σφορε στο διαγωνισμό ο ανάδοχος είναι μεγαλύτερο 
του ορίου 12%, υποχρεούται να προσκομίσει για την 
υπογραφή της σύμβασης επιπλέον πρόσθετη εγγύηση 
καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πα¬ 
ράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Ορίζεται συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου 
οι 12 ημερολογιακοί μήνες. 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς για συμπλήρωση, 
καθώς και τεύχη δημοπράτησης, διατίθεται στα γρα¬ 
φεία του Δήμου Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών παρέχονται 
από υπαλλήλους του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου στο τηλ. 2262 0 51500 κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύ¬ 
σεων της διακήρυξης της δημοπρασίας βαρύνουν τον 
Ανάδοχο και εισπράττοντα, με τον πρώτο λογαριασμό 
πληρωμής του έργου. 

Οινόφυτα, 14 Ιουνίου 2006 
Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΒΡΗΣ 
-♦- 

(3) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ 


Αριθμ. 4837 
Ο Δήμαρχος Μάνδρας, 

1. Προκηρύσσει ανοικτή δημοπρασία επιλογής ανα- 
δόχου για την κατασκευή του έργου: «αντικατάσταση 
δικτύου ύδρευσης (Σφαγεία κλπ)» που θα διεξαχθεί με 
το σύστημα του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης. 

2. Προϋπολογισμός δημοπράτησης 40.000,00 € (συ- 
μπεριλαμβ. ΦΠΑ 19%). 

3. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι 2% επί 
του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση 
και ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των 672,27 €. 

4. Χρηματοδότηση: Δήμος Μάνδρας. 

5. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής 
των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η Δευτέρα 
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3 Ιουλίου 2006, και ώρα 10.00 π.μ. Αν για οποιονδήποτε 
λόγο δεν διεξαγθεί τι δημοπρασία την παραπάνω ημε¬ 
ρομηνία τότε θα διενεργηθεί την Πέμπτη 6 Ιουλίου 2006, 
και ώρα 10.00 π.μ. (δεν αφορά περιπτώσεις επανάληψης 
δημοπρασίας) 

6. Η Δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία του Δήμου 
σύμφωνα με: 

• Το ν. 1418/1984, το ν. 3263/2004. 

• και των κανονιστικών πράξεων (προεδρικών δια¬ 
ταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων) που εκδόθηκαν 
προς εκτέλεση τους. 

• Την υπ’ αριθμ. Δ 25/3/2006 μελέτη της ΤΥΔΜ με 
προϋπολογισμό δαπάνης 40.000,00 € (συμπεριλαμβα¬ 
νομένου ΦΠΑ). 

• Την υπ’ αριθμ. 111/06 απόφαση του ΔΣ περί: Καθορι¬ 
σμός τρόπου εκτέλεσης έργου: «αντικατάσταση δικτύου 
ύδρευσης (Σφαγεία κλπ)». 

7. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α1, Α2. και 1η τάξη για έργα κατηγορίας 
υδραυλικών καθώς επίσης και για έργα Η/Μ αντίστοιχης 
τάξεως. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή 
από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 ταυ π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3 Κοινοπραξίας εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.6. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επι¬ 
χείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην Α1, Α2. και 1η τάξη νια έργα κατηγορίας 
υδραυλικών καθώς επίσης και για έργα Η/Μ αντίστοιχης 
τάξεως, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 16 
του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω 
κοινοπραξίας). 

5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 


τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

7. Τα τεύχη δημοπράτησης χορηγούνται στους εν¬ 
διαφερομένους από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 
Μάνδρας που διεξάγει το διαγωνισμό, εφόσον ζητηθούν 
τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα υπο¬ 
βολής των προσφορών, χωρίς να προσμετράται η ημέρα 
του διαγωνισμού και χορηγούνται το αργότερο εντός 
της επομένης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της 
αίτησης χορήγησης. Η παραπάνω χορήγηση θα γίνει με 
την παροχή του ποσού των 10 € προς τον Δήμο μας. 

Μάνδρα, 30 Μαΐου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΟΥΛΗΣ 

-♦- 

(4) 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΤΕΤΡΑΦΥΛΙΑΣ 

Αριθμ. 2456 

1. Ο Δήμαρχος του Δήμου Τετραφυλίας Νομού Αρ¬ 
τας ανακοινώνει ότι θα γίνει ανοικτή δημοπρασία με 
σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ε.Κ.Π. των Ο.Τ.Α. (υπ. αποφ. 11389/1993), για την ανά¬ 
δειξη μειοδότη, με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά, 
γιο την «Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος», με 
συνολικό προϋπολογισμό 90.000.00 €, χωρίς την αξία 
του Φ.Π.Α., σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 67/2006 μελέτη 
της ΤΥΔΚ Αρτας. 

Υπάρχρυσα πίστωση για το τρέχον έτος 107.100,00 € 
με τον Φ.Π.Α. 

2. Για την διενέργεια του διαγωνισμού και την εκτέ¬ 
λεση της προμήθειας ισχύουν: 

Α. Η υπουργική απόφαση 11389/1993 ΕΚΠΟΤΑ. 

Β. Ο ν. 2286/1995 (Προμήθειες Δημόσιου Τομέα και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων). 

Γ. Τα π.δ. 173/1990, 137/1991 Κανονισμός προμηθειών 
Δημοσίου. 

Δ. Το π.δ. 410/1995 Δ.Κ.Κ. 

Ε. Το π.δ. 105/1989 προσαρμογή της Ελληνικής νομο¬ 
θεσίας στο Κοινοτικό Δίκαιο. 

Στ. Το π.δ. 370/1995 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομο¬ 
θεσίας προς το Κοινοτικό Δίκαιο, και ειδικότερα τις δι¬ 
ατάξεις της οδηγίας του Συμβουλίου της ΕΈ. 93/1996. 

3. Στη δημοπρασία έχουν δικαίωμα συμμετοχής: 

I. Οι έλληνες πολίτες. 

II. Οι αλλοδαποί 

III. Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. 

IV. Οι Συνεταιρισμοί 

V. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά. 

4. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 4.500,00 € που θα 
απευθύνεται στο Δήμο Τετραφυλίας. 

5. Η δημοπρασία θα γίνει την 10η Ιουλίου του 2006 
ημέρα Δευτέρα με ώρα λήξης την 10:00 πρωινή, στα 
γραφεία του Δήμου στο Αστροχώρι Αρτας ενώπιον της 
αρμόδιας επιτροπής. 

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν διε¬ 
νεργηθεί, αυτή θα γίνει την 24η Ιουλίου 2006 ημέρα 
Δευτέρα και με ώρα λήξης την 10:00 πρωινή χωρίς να 
ακολουθήσει νέα δημοσίευση. 
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν πληροφορίες 
κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα από την ΤΥΔΚ Αρτας και 
από το Δήμο Τετραφυλίας στο Αστροχώρι Αρτας και 
στο τηλέφωνο 26850 62263 ΡΑΧ 26850 60264. 

Αστροχώρι, 13 Ιουνίου 2006 
Ο Δήμαρχος 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΕΒΙΑΣ 
-♦- 

(5) 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ 

Αριθμ. 2605 

Ο Δήμαρχος Βουκολιών διακηρύσσει την με ανοικτή 
δημοπρασία επιλογή αναδόχου με το σύστημα προ¬ 
σφοράς επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες 
τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων 
τιμών της Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί 
μέρους ποσοστών έκπτωσης (περίπτωση β, παράγρα¬ 
φος 4 του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 του 
π.δ. 609/1985) για την κατασκευή του έργου με τίτλο 
«ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ». 

Προϋπολογισμού δημοπράτησης 99.390,00 Ευρώ (με 
Φ.Π.Α.) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 76/2006 μελέτη της 
Τ.Υ.Δ.Κ. (Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων) Δ/νσης 
Περιφέρειας Ν. Χανίων, Α. Παπανδρέου 100, Χανιά 731 34, 
τηλ. 28210 34090-52318, ΡΑΧ: 28210 23190, η οποία είναι 
η Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

Δαπάνη δημοπρατούμενων εργασιών χωρίς Φ.Π.Α.: 
83.521,00 €. 

Δαπάνη δημοπρατούμενων εργασιών με Φ.Π.Α.: 
99.390,00 €. 

Υπάρχουσα πίστωση από το «ΘΗΣΕΑΣ» για το έτος 
2006: 99.390,00 €. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα: 

α) τις διατάξεις των ν. 1416/1984 και 3263/2004 και των 
κανονιστικών πράξεων (προεδρικών διαταγμάτων και 
υπουργικών αποφάσεων) που εκδόθηκαν προς εκτέλεση 
τους και 

β) τους όρους της διακήρυξης και καλεί τους ενδι¬ 
αφερομένους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά 
για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω 
έργου. 

Αρθρο 1 

Κύριος του Έργου - Αναθέτουσα αρχή 

Εργοδότης - Κύριος ταυ Έργου - Αναθέτουσα Αρχή 
είναι ο Δήμος Βουκολιών Φορέας κατασκευής του έργου 
- Δημοπρατούσα Αρχή είναι ο Δήμος Βουκολιών Προϊ- 
σταμένη Αρχή είναι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 
Βουκολιών που έχει έδρα τις Βουκολιές Κισάμου. 

Αρθρο 2 

Παραλαβή τευχών 

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπλη¬ 
ρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημο¬ 
πράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με 
στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8, διατίθενται από την Τ.Υ.Δ.Κ. 
Χανίων οδός Ανδρέα Παπανδρέου 100,1ος όροφος, τηλ. 
28210 54080-52318. 

Τα στοιχεία χορηγούνται στους ενδιαφερομένους από 
την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό, μέχρι και την 
Τετάρτη 28.6.2006. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χο¬ 
ρηγούνται το αργότερο εντός της επομένης εργάσιμης 


ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για 
την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλ¬ 
λουν την δαπάνη αναπαραγωγής τους. 

Αρθρο 3 

Εγγύηση συμμετοχής στα διαγωνισμό 

Γ ια τη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κατα¬ 
τεθούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυήσεις συμμετο¬ 
χής συνολικού ποσού χίλια εξακόσια εβδομήντα Ευρώ 
(1.670,00 Ευρύ) (2%) του προϋπολογισμού, οι οποίες θα 
απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή και θα παρέχο¬ 
νται όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του 
π.δ. 609/1985. Οι εγγυήσεις θα είναι κοινές υπέρ όλων 
των μελών της Κοινοπραξίας, στην περίπτωση που ο 
Προσφέρων / Διαγωνιζόμενος είναι κοινοπραξία εργο¬ 
ληπτικών επιχειρήσεων. 

Αρθρο 4 

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 

προσφορών 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η τρίτη (3) Ιουλίου, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία στις 3.7.2006, τότε θα διενεργηθεί στις 
6/7/72006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Αρθρο 5 

Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν μεμο¬ 
νωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις Εγγεγραμμένες στο 
Μητρώα ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 
ΑΙ τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑ- 
ΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ή Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσε¬ 
ων της παραπάνω περίπτωσης σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι 
μικρότερο από 25%. 

Ο Δήμαρχος 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ 

Αριθμ. 2266 

Ο Δήμαρχος Φυτειών προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο 
μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, 
για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: 

Ύδρευση ψηλής ζώνης οικισμού Ριβίου 

Προϋπολογισμού (χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεώρηση) 
55016,39 € και συνολικού Προϋπολογισμού δαπάνης (με 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 67473,00 € χρηματοδοτείται 
από πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α. με το σύστημα των επί μέρους 
ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών του τιμολογίου 
της μελέτης και έλεγχο ομαλότητας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4β του ν. 1418/1984 και του 
άρθρου 7 του π.δ. 609/1985 όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν σήμερα, του ν. 2940/2001 και του ν. 3263/2004. 

Η δημοπρασία θα γίνει την 6.7.2006, ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στην έδρα 
του Φορέα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Αν για 
οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα- 
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σία, τότε θα διενεργηθεί την 13.7.2006, ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 10.00 π.μ. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς: 

• Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

• Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

• Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του- 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς ανα¬ 
θεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρα¬ 
σία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου 
ισχύουν οι διατάξεις των ν. 1418/1984, ν. 3263/2004, 
π.δ. 609/1985, π.δ. 171/1987 όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν σήμερα. 

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 1.101 ΕΥΡΩ. Στην περίπτωση που το προσφε- 
ρόμενο ποσοστό έκπτωσης του αναδόχου είναι μεγα¬ 
λύτερο του ορίου του 12%, κατά την υπογραφή της 
σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει 
επιπλέον πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του 
ν. 3263/2004. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι έξι 
ημερολογιακούς (6) μήνες. 

Πληροφορίες: 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην έδρα 
του Δήμου ΦΥΤΕΙΩΝ Ν. Αιτωλ/νίας στο Δημαρχείο, (τηλ. 
26460/22214) ή στην Τ.Υ.Δ.Κ., Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης και Δ/σης 
Ν. Αιτωλ/νίας, Κύπρου κ’ Λεβίδου, 302 00 Μεσολόγγι (τηλ. 
26310/55433-55435 ΡΑΧ 26310/55425) τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες για να λάβουν γνώση της μελέτης. 

Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από την Τ.Υ.Δ.Κ. 
Αιτωλ/νίας (τηλ.: 26310-55433, 55435, ίαχ 26310 55425), 


μέχρι και δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημε¬ 
ρομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας. 

Φυτείες, 14 Ιουνίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΖΕΤΑΣ 

-♦- 

(7) 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ 

Αριθ. 2265 

Ο Δήμαρχος Φυτειών προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο 
μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, 
για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΠΛΟΚΩΤΙΤΣΑ 
ΤΟΥ Δ.Δ. ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΤΕΙΩΝ Προϋπο¬ 
λογισμού (χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεώρηση) 61367,51 € και 
συνολικού Προϋπολογισμού δαπάνης (με αναθεώρηση 
και Φ.Π.Α) 75000,00 € χρηματοδοτείται από πιστώσεις 
του ΠΔΕ, ΣΑΕΠ 001/3, ΠΕΠ ΔΕ 2000-2006 και συγχρη- 
ματοδοτείται κατά 75% από το ΕΤΠΑ στα πλαίσια του 
Μέτρου 3 «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» του Αξονα προτεραιότητας 
IV «Ενίσχυση Αστικών Υποδομών - Βελτίωση Ποιότητας 
Ζωής» με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκ¬ 
πτωσης κατά ομάδες τιμών του τιμολογίου της μελέτης 
και έλεγχο ομαλότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 4 παρ. 4β του ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του 
π.δ. 609/1985 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, 
του ν. 2940/2001 και του ν. 3263/2004. 

Το έργο εντάχθηκε στο Γ' ΠΕΠ/ΔΕ 2000-2006 με την 
υπ’ αριθμ. 5243/28.4.2006 απόφαση του Γ.Γ. ΠΔΕ. 

Η δημοπρασία θα γίνει την 3.7.2006, ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στην 
έδρα του Φορέα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Αν 
για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δη¬ 
μοπρασία, τότε θα διενεργηθεί την 10.7.2006, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς: 

• Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓ ΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε 
οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους 
του άρθρου 2 παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία 
στην ίδια κατηγορία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
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Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με 
ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατη¬ 
γορίας. «Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για 
την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών 
του έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 
2 του π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό 
κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς 
αναθεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημο¬ 
πρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύ¬ 
τερης κατηγορίας. 

Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου 
ισχύουν οι διατάξεις των ν. 1418/1984, ν. 3263/2004, 
π.δ. 609/1985, π.δ. 171/1987 όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν σήμερα. 

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 1228,00 €. Στην περίπτωση που το προσφε- 
ρόμενο ποσοστό έκπτωσης του αναδόχου είναι μεγα¬ 
λύτερο του ορίου του 12%, κατά την υπογραφή της 
σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει 
επιπλέον πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του 
ν. 3263/2004. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι τέσ¬ 
σερις ημερολογιακούς (4) μήνες. 

Πληροφορίες: 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην έδρα 
του Δήμου Φυτειών Ν. Αιτωλ/νίας στο Δημαρχείο, (τηλ. 
26460-22214) ή στην Τ.Υ.Δ.Κ., Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης και Δ/ 
σης Ν. Αιτωλ/νίας, Κύπρου κ’ Λεβίδου, 302 00 Μεσολόγγι 
(τηλ. 26310/55433-55435 ΡΑΧ 26310/55425) τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες για να λάβουν γνώση της μελέτης. 

Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από την Τ.Υ.Δ.Κ. 
Αιτωλ/νίας (τηλ- 26310-55433, 55435, ίαχ 26310 55425), 
μέχρι και δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημε¬ 
ρομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας. 

Φυτείες, 14 Ιουνίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΖΕΤΑΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΘΗΔΟΝΟΣ 

Ο Δήμαρχος Ανθηδόνος, Προκηρύσσει ανοικτή δη¬ 
μοπρασία, με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους 
ποσοστά έκπτωσης αριθμητικά και ολογράφως - στις 
τιμές του τιμολογίου των ομοειδών ομάδων Εργασιών 
όπως φαίνονται στη μελέτη και έλεγχο ομαλότητας των 
επί μέρους ποσοστών, σύμφωνα με το άρθρο 7 του π.δ. 
609/1985 «Περί κατασκευής Δημοσίων έργων κ.λπ., για 
την εκτέλεση του έργου: 

Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης» για την δημοπρά- 
τηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την 
κατασκευή του, θα ισχύουν κείμενες διατάξεις: Δημο- 
πρατούμενος προϋπολογισμός: 1.126.839,23 ΕΥΡΩ (χωρίς 
τον Φ.Π.Α.). Η αναθεώρηση ανέρχεται σε 224,00 €. 

(- Η ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΙΝΑΙ = 410.899,50 ΕΥΡΩ, 
για τα έτη 2005 - 2006 η οποία προέρχεται από πόρους 
του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ, σε σύνολο εγκεκριμένης 
πίστωσης 5 ετών 980.577,006 το υπόλοιπο ποσό που θα 
απαιτηθεί θα καλυφθεί από πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α. 


- ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΕΙΝΑΙ = 214.142,01 ΕΥΡΩ - Ο 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΙΝΑΙ - 
1.341.205,00 ΕΥΡΩ). 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 6 του μήνα Ιουλίου του 
έτους 2006, ημέρα Πέμπτη στα γραφεία του Λήμου (Αν¬ 
θηδόνος ), με ώρα λήξης παραλαβής προσφορών την 10η 
πρωινή, από την αρμόδια Επιτροπή του διαγωνισμού. 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 2η εως και 4η τάξη 
για έργα κατηγορίας υδραυλκών ή Η/Μ εντός του Νομού 
και ενός ομόρου και εφόσον ανήκουν στην 2η έως και 
3η τάξη για έργα κατηγορίας Υδραυλικά ή Η/Μ εκτός 
Νομού. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
η της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κα¬ 
τάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με την 2η εως και 3η του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ, κ.λπ. όπως οι Νόμοι ορίζουν. 

γ. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων σε οποι- 
ονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του 
άρθρου 2 παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην 
ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα 
με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονω¬ 
μένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Η εγγύηση για την συμμετοχή στην δημοπρασία καθο¬ 
ρίζεται σε ποσοστό 2% στον δημοπρατούμενο προϋπο¬ 
λογισμό, δηλαδή στο ποσό των 22.536,78 ΕΥΡΩ και πρέ¬ 
πει να απευθύνεται προς τον Ο.Τ.Α. (Ανθηδόνος) και να 
βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής 
επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ, 
συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει για το 
Δημόσιο (άρθρα 23 και 27 παρ. 6 του π.δ. 609/1985). 

Οι παραπάνω εγγυητικές, ΔΕΝ επιτρέπεται να έχουν 
προθεσμία ισχύος μικρότερη από 395 (τριακόσιες ενε¬ 
νήντα πέντε) ημέρες. 

Αν η δημοπρασία αποβεί άκαρπη για οποιονδήποτε 
λόγο θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα την ίδια 
ημέρα και ώρα. 

Οι οικονομικές προσφορές των διαγωνιζομένων, θα 
συμπληρώνονται ΜΟΝΟ επί του εντύπου προσφοράς 
που χορηγεί η ΤΥΔΚ ή ο Ο.Τ.Α. (Ανθηδόνος) 

Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της ΤΥΔΚ Ν. 
Εύβοιας, (I. Βελισσαρίου, Τ,Κ. 34100, Χαλκίδα, τηλ. 
2221074444,29024) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς 
και στα γραφεία του Ο.Τ.Α. (Ανθηδόνος- Ευαγγέλου Κο- 
ντογιάννη, Τ.Κ. 34100. τηλ. 2221062172 και 2221062181). 

Δροσιά, 14 Ιουνίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Ολγας 227 

(2310) 423 956 

ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο 

(2410)597449 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63 

(210) 413 5228 

ΚΕΡΚΥΡΑ -Σαμαρά 13 

(26610) 89 122 

ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 

(2610) 638 109 


(26610) 89 105 


(2610) 638 110 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2 

(2810) 300 781 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο 

(26510) 87215 

ΛΕΣΒΟΣ - Πλ.Κωνσταντινουπόλεως 1 

(22510) 46 654 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 

(25310) 22 858 


(22510) 47 533 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη μορφή: 

• Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 θυτο, προσαυξανόμενη κατά 0,20 θυτο για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα ΦΕΚ σε 0,15 θυτο ανά σελίδα. 

Σε μορφή 00: 


Τεύχος 

Περίοδος 

ευπο 

Τεύχος 

Περίοδος 

ΕΙΙΒ0 

Α' 

Ετήσιο 

150 

Αναπτυξιακών Πράξεων 

Ετήσιο 

50 

Α 

3μήνιαίο 

40 

Ν.Π.Δ.Δ. 

Ετήσιο 

50 

Α' 

Μηνιαίο 

15 

Παράρτημα 

Ετήσιο 

50 

Β’ 

Ετήσιο 

300 

Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 

Ετήσιο 

100 

Β' 

3μηνιαίο 

80 

Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου 

Ετήσιο 

5 

Β' 

Μηνιαίο 

30 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Ετήσιο 

200 

Γ 

Ετήσιο 

50 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Εβδομαδιαίο 

5 

Δ' 

Ετήσιο 

220 

Α.Ε. & Ε.Π.Ε 

Μηνιαίο 

100 

Δ' 

3μηνιαίο 

60 





• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ σε μορφή ού-Γοπι από εκείνα που διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή και μέχρι 100 σελίδες σε 5 θυτο προσαυξανόμενη κατά 1 ευτο ανά 50 
σελίδες. 

• Η τιμή πώλησης σε μορφή σά-τοιπ δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σε 5 ευτο ανά έτος. 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: τηλεφωνικά: 210 - 4071010, ίοχ: 210 - 4071010 ίπίοτηοΐ: Ιι«ρ://νννννν.β1.9Γ. 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Σε έντυπη μορφή_Από το ΙπΙθγπθΙ 


Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.) 

225 € 

190 € 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.) 

320 € 

225 € 

Γ (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων) 

65 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.) 

320 € 

160 € 

Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

160 € 

95 € 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 

65 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.) 

33 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

65 € 

33 € 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 

10€ 

ΔΩΡΕΑΝ 

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 

2.250 € 

645 € 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) 

225 € 

95 € 

Πρώτο (Α'), Δεύτερο (Β') καιΤέταρτο (Δ') 

- 

450 € 


• Το τεύχος του ΑΣΕΠ (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές με την επιβάρυνση των 70 βυτο, ποσό το οποίο αφορά ταχυδρομικά έξοδα. 

• Για την παροχή δικαιώματος ηλεκτρονικής πρόσβασης σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη Α', Β', Δ , Αναπτυξιακών Πράξεων & 
Συμβάσεων, Δελτίο Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Διακηρύξεων, Δημοσίων Συμβάσεων και Α.Ε. & Ε.Π.Ε., η τιμή προσαυξάνεται πέραν του ποσού 
της ετήσιας συνδρομής έτους 2006, κατά 40 ουτο ανά έτος παλαιόπιτας και ανά τεύχος. 


* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ (το ποσό συνδρομής καταβάλλεται στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 2531 και το ποσό υπέρ ΤΑΠΕΤ (5% του 
ποσού της συνδρομής) στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 3512).Το πρωτότυπο αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) θα πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στην 
αρμόδια Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράπεται και από τις ΔΟΥ. 

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω ίπίβτηβΐ, με την καταβολή των αντίστοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ. 

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ 
του ΤΑΠΕΤ. 

* Η συνδρομή ισχύει για ένα ημερολογιακό έτος. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 31 ην Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. 


Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 210 527 9000 
Φωτοαντίγραφα παλαιών ΦΕΚ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΜΑΡΝΗ 8 - Τηλ. (210)8220885 - 8222924 
Δωρεάν διάθεση τεύχους Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αποκλειστικά απύ Μάρνη 8 & Περιφερειακά Γραφεία 
Δωρεάν ανάγνωση δημοσιευμάτων τεύχους Α από την ιστοσελίδα ταυ Εθνικού Τυπογραφείου 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00 έως 13.00' 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙιίΙρ://»νννν.6ΐ.αΓ - ς-ιπίΝ: »εΙ>ΐϊΐ3$ΐ6Π®6ί.αι· 

* 12004431606060008 * 




































